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DA RITENERSI NEI CONTRATTI 

clic si stabiliscono per le opere della Rcal Casa 
e dei Reali Sili in Palermo 
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CAPITOLATO 

PER LE OPERE 

DELLA REAL CASA E SITI REALI IN PALERMO 


lo sottoscritto nato di figlio di pro- 
fessione domicilialo io strada 

N. Piano mi obbligo eseguire i latori che occorreranno 

nella Reni Casa e nei sili Reali in Palermo, ai seguenti palli e condizioni, 
che saranno distinti in capitoli, sezioni, ed articoli, come qui sotto si trascri- 
vono. 

Capitolo Primo 

nel lavari diversi, del materiali, loro composizione ed omo, 
e delle misure 


S322©92 2, 

LIVORI DI TERRA 


Articolo 1 . 

lo mi obbligo di seguire nei latori le tracce che mi saranno iodicatc dal- 
rArchitclto della Rea! Casa , facendo piantare a mie proprie spese i patini , 
ed i profili per la direzione e pei rilievo degli sterri, dei riolerri, delle scarpe, 
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o inclinazioni stabilite. Se eccedo le tracce indicale in qualunque parte di 
essi lavori, l'eccesso sarà a mio conto, ed il lavoro di questa parte sarà ri- 
ratto a mie spese. 

Articolo 2. 

I.e terre dei cavamcnti saranno misurate nel vuoto dello scavo , non mai 
nel volume clic lormano fuori di esso, e mi saranno valutate giusta il modo' 
clic descriveremo, e coi prezzi registrati nella tariffa. 

Le terre cavate e poste in deposito per essere dappoi nuovamente usale, 
mi saranno pagale per questo secondo cavamcnlo e caricamento a norma della 
tenacità clic avranno acquistala , e giammai meno del prezzo Gssato per lo 
scavamento, e caricamento delle terre ad tal uomo, che nella tariffa tiene 
anche denominati! terra ordinaria e sciolta. 

Sempre clic dovrò fare uno scavamento I' Architetto della Rea! Casa de- 
terminerà da principio coll'esperienza, ed unitamente a me intraprenditore , 
la qualità della terra a cavarsi. A tale oggetto l'Architetto presceglierà un 
uomo di sua fiducia, forte ed abituato alla lavorazione della terra, al quale 
imporrà di zappare per un. dato tempo nel luogo dello scavo da eseguirsi , 
che presenti il piò che sia possibile della oniogeuità nella qualità della terra. 
Ua me intraprenditore si porrà di mia scelta un altro idoneo lavoratore, che 
prenda la terra zappata dal primo, e la getti colla pala nel rilascio , 0 la 
carichi nelle carriole od altri mezzi di trasporto. Il rapporto del tempo im- 
piegato da questi due lavoratori deciderà della qualità della terra. 

Articolo 3. 

Qualora nei cavamcnti s' incontreranno delle fabbriche , massi di pietre , 
rocca, od altro, le demolizioni o tagliamomi da praticarsi, mi saranno valutati 
coi rispettivi prezzi per delti tagliamomi assegnati dalla tariffa. 

Articolo t. 

Ogni qualvolta nei cavamcnti s'iucontrcrà una qualche quantità di pietra o 
altro materiale, questo sarà di proprietà della Iteat Casa, ed io sarò obbli- 
gato a prendermene ed impiegarne quella quantità, che nel lavoro ò utiliz- 
zabile, ricevendola come denaro contante, e valutata secondo i prezzi stabi- 
liti uclla tariffa. 
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Data la circostanza che i materiali suddetti non potessero servire ai lavori 
che si eseguono nello stesso sito dello scavo; io potrà farne l'acquisto per 
adoprarli in altro lavoro, ed in tal caso dovrà essere preferito a qualunque 
altro. Siffatti materiali che mi saranno calcolati coi prezzi di tariffa, li riceverà 
come danaro contante, c mi- verrà dedotto dall' ammontare della misura dei 
lavori medesimi. 

In qualunque siasi eavamenlo, ove le terre dovranno esser sostenute con 
casse, siano semplici, siano chiuse, queste saranno da me eseguile perfetta- 
mente come accennasi in tariffa, ed il loro importo mi sarà pagato a parte, 
a canna quadrata, restando a mio carico di mantenerla durante lo scavo, e 
la costruzione delle fondazioni. 


Articolo 5. 

Tuli' i rinterri li farà per istrali regolari di un palmo di altezza progredienti 
successivamente dal principio verso In One del rinterro, nccià le carrette, le 
carriole, le bestie da soma, e gli uomini che trasportano le terre , passando 
successivamente per sopra il rinterro che vnn facendo cominciano a stivare 
e premere le terre, le quali dopo saran battute con pistoni di legname ca- 
stagno del peso di dieci rotoli ciascuno. 

Articolo 6. 

Io mi obbligo di fornire a mie spese il numero neeessario di terrazzieri 
intelligenti per la pronta ed esatta condotta del rinterro , e di robusti ma- 
nuali per battere le terre, e perfezionare i riempimenti e gli scavamenti. 

Mi obbligo del pari di provvedere a mie spese i pistoni , cordini , batti- 
facce, acquatol, squadri e cose simili per l'esecuzione di qualunque siasi la- 
voro, e cià secondo la richiesta dell' Architetto della lleal Casa , che avrà 
la facoltà di far cambiare i terrazzieri, i capi d'opera, ed ogni altro trava- 
gliatore, che non troverà idoneo nel lavoro. 

Articolo 7. 

Sarà io obbligato eseguire i trasporti delle terre con carriole , con car- 
rette, o con volantini tirati da animali, ed anche con mangani, a seconda delle 
distanze, e delle circostanze, importando mollo ai Reali interessi di usare i 
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detti diversi nodi secoodo che crederi l' Architetto della Reai Casa adottarsi 
conseguentemente alle regole dell'arte. 

Io dorrò fornire i mezzi necessari ai trasporti ; i cofani e le barrelle sa- 
ranno impiegati in quei piccoli trasporti che debbono eseguirsi in siti , ore 
sono praticabili nè per mezzo di rampe, nè mediante qualunque altro mec- 
canismo. 

Articolo 8. 

. Allorché per mancanza dei mezzi che mi sono obbligato di fornire , eseguirò 
i trasporti in altra maniera non opportuna al caso, sarò sempre pagato come 
se avessi usato i mezzi prescritti ed ordinatimi dall' Architetto della Rcal Casa. 

Siccome per massima è stabilito , che fino al quinto o sesto ricambio le 
carriole si usano con vantaggio, che dal settimo ricambio è svantaggioso non 
servirsi di carri tirati da animali , e che dopo cinquanta palmi di altezza è 
più utile usare i mangani qualora il sito lo permette , in vece di trasportare 
con carriole per rampe ; così io terrò dappresso tali diversi sistemi perchè 
essi non siano causa di danno, e di ritardo all'opera. 

Articolo 9. 

Qualora per la natura del terreno al di fuori del silo degli sterri, il tra- 
sporto delle terre, dei calcinacci e simili materiali non potrà eseguirsi senzu 
la costruzione di rampe o ponti di servizio, questi lavori mi saranno abbo- 
nali n prezzi di tariffa. 

Se poi le stesse rampe o ponti di servizio occorressero nello stesso sito 
degli sterri per facilitare i trasporti, in tal caso la loro costruzione c man- 
tenimento sarò a mio carico. 
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DELIA MISERA DEI LiVOBI DI TERRA 


Ar/i'eofo 10. 

Gli sterri mi saranno misurati n canna cuba degl'incavi prodotti, per mezzo 
di profili risultanti dalla livellazione o da testimoni in profilo, che si lasce- 
ranno nell'atto dello sterro. A tale oggetto saranno situati a qualche distanza 
l'uno dall'altro tre punti di rapporto formanti un triangolo, i vertici dei quali 
punti dovranno giacere sopra uno stesso piano orizzontale destinalo a servire 
di piano di paragone per la livellazione anzidetto da eseguirsi prima e dopo 
dello sterro. 1 suddetti punti di rapporto saranno determinati dai travi in- 
fossati entro terra e fabbricali all'intorno; nel mezzo di essi sari fissalo un 
chiodo a testa quadrata che ne raserà il vertice o p ure un dado di pietra 
di taglio incastrato nella fabbrica. Nei lavori poi di poca estensione e di 
minora importanza, basterà il lasciare nello sterro dei testimoni in profilo e 
c non a piramide, secondo la direzione e lo spazio che verrà indicato dal- 
l'Architetto della Itcal Casa. 


Articolo 11. 

Ne! trasporto delle (erre da un luogo ad un altro, qualunque sia la specie 
di terra, io intraprcnditore sarò pagato pel dello trasporto alla canna cuba c 
per ricambi, regolando il prezzo secondo viene stabilito nelle Tariffe in vigore. 

Quando la terra scavata dovrà esser deposta ad una distanza orizzontale, 
che non eccederà palmi undici sopra 1’ altezza di palmi quattro, od alla di- 
stanza di palmi cinque sopra l'altezza di palmi otto, in tal caso consideran- 
dosi le terre spinte con la pala di prima mano, perciò non vi sarà conside- 
ralo trasporto, ma bensì come lavoro di semplice cavamento col solo prezzo 
notato in Tariffa. 

Se la distanza eccederà undici palmi di lunghezza nel senso orizzontale , 
e quattro palmi nel senso verticale, o cinque palmi nel senso orizzontale so- 
pra l'altezza di palmi otto, allora dovranno cominciarsi a contare i trasporti 
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per ricambi. Il ricambio costerà di canne dodici in terreni piani, in discesa, 
e per sopra pendi più dolci di '/» contandosi tale distanza dal centro di gra- 
vità dello sterro a quello dal rinterro. Sarà di canne otto tulle le volte che 
i trasporli avranno luogo sopra rampe inclinate all'orizzonte di ' ad *| tl nelle 
rampe più ripide al di là disusi conteranno tanti ricambi per quante volte 
l'altezza di otto palmi si conterrà nella differenza di livello dei centri di gra- 
vità dello stesso c del rinterro. 

I ricambi verticali pel tiro delle terre od altro materiale ebe si estrarrà 
da uno scavo qualunque , come sarebbe da pozzi per fondazione di pilastri 
ec, saranno sempre contali di palmi otto ognuno , misurando dal centro di 
gravità dello scavo stesso, diminuito dei primi otto palmi di profondità, siuo 
al livello del terreno, nel quale si riporrà il materiale. 

I.e regole di sopra prescritte dovranno esser modificate in qualche caso 
particolare, come per esempio se dovesse farsi uno scavo in uu punto, e la 
terra risultante dovesse liparlirsi lungo uua retta stabilita ad una data distanza 
dal medesimo punto; poiché allora la distanza dei centri di gravità non puù 
evidentemente rappresentare la dislauza media che i mezzi di trasposto deb- 
bono percorrere pel deposito del materiale; similmente se lo sterro da por- 
tarsi in un punto debba formare una corona di rinterro intorno ad esso, ed 
altri casi simili, in tali condizioni si eviteranno le principali dillicollà decom- 
ponendo lo scavamento, ed il riempimento in parti corrispondenti le più grandi 
possibili , o tali che la distanza dei centri di gravità sia presso a poco la 
media de' cammini percorsi per le differenti parti dello scavo. Convicn fare 
attenzione altresì che in talune circostanze la strada dello sterro è determi- 
nata dalle località , e che allora non sarà certamente la distanza orizzontale 
dei centri di gravità dello sterro , c del rinterro, che dovrà mettersi a cal- 
colo , ma la projezionc orizzontale del cammino reale che percorreranno i 
mezzi di trasporto. 

Nella estrazione del fango ed altro materiale dai pozzi , cisterne e simili 
recipienti i ricambi verticali, ognuno di palmi otto si conterranno dal centro 
di gravità del materiale da cstrarsi sino alla bocca del pozzo cisterna ec. 

Le appuntazioni delle misure dei lavori di terra , saranno sempre prese 
dal sorvcglialorc, o da un architetto alunno, o daH'Arcbitctlo incaricalo al la- 
voro, e da me sottoscritto; anche saranno notate in apposito libretto. 
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CtTtHETTO D! BOCCA E TIFO. 


Articolo 12. 

I cavamenli di rocca c tufo saranno eseguili da me qui solloscrillo , ed 
indirizzati esattamente sulle tracce stabilite dati' Architetto della Reai Casa , 
ed essendovi difetto alcuno prodotto per causa mia, dovrò ripararlo a mie spese. 

Articolo 13. 

Allorquando questi materiali dovranno impiegarsi nei riempimenti , dovrò 
a pezzo a pezzo farli situare colle mani , i più grossi dietro i rivestimenti 
di fabbrica, c dovrò di strato in istrato far riempire di sabbia gl’ intervalli 
fra i detti pezzi, affinchè non vi resti alcun vuoto fra essi. 

Articolo li. 

II cavamcnto della roccia o del tufo sarò compreso nella classiiìcaziouc 
della terra, tulle le volte che sarò fatto da terrazzieri ordinari, e solamente 
col soccorso di picconi, mazze, cunei, e leve , ma quando dovranno impie- 
garsi minatori rompitori che lavorano con punte c scalpelli, o quando l'estra- 
zione della rocca esigesse l'uso della polvere, allora questo lavoro sarò cal- 
colato come appresso dcscrivesi ocH'arlicolo 16. 

Il suddetto cavamcnto sarò pagalo col prezzo delle tariffe in Tigore sino j 
alla profondità di palmi 16. Dalla profondità di palmi 16 a 21 il prezzo sarò 
aumentalo per ogni canna cuba di une giornata di terrazziere di prima classe, 
c così dovrò aumentarsi sempre di una egual giornata per ogni altri otto 
palmi di profondità. 

Articolo 13. 

Allorché sarò necessario , che io fornisca degl’ incastri per fondamenti, e 
che la rocca o il tufo debbono far parte di un rivestimento , Iocchè esigerà 
un nuovo taglio , c maggior travaglio per raddrizzare le facce , quello sarà 
misurato separatameute, e pagate alla canna quadrata veduta di faccia, e ad 
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un prezzo particolare in seguito del corrispondente estimo ; e se i materiali 
proTvcnicnli da questo caramcnto saranno di poca conseguenza, resteranno a 
bencGcio di me sottoscritto, il che sarà deciso dall’ Architetto in Capo della 
ltcal Casa. 

Articolo 16. 

I materiali provvedenti dai cavamenli di rocca e di tufo, che saranno posti 
in deposito per quindi essere messi in opera, mi si pagheranno’ per la ma- 
neggiatura, oltre il trasporlo di ogui canna cuba, metà del prezzo convenuto 
per Io scavo di una canna cuba di terra vegetabile. 

1 cavatoceli di rocca, che dovrò praticare con le pislolellc, saranno da me 
eseguiti, ma la polvere sarà approntata dalla Reale Amministrazione. 

La mano d' opera di tali cavamenli sarà pagata a seconda delle giornale 
impiegate nell’ eseguire il cavamenlo. 

832a<»SIB 2Vt. 

DELLE DEXOLIZIOSI 


Articolo 17. 

Allorché si dovrà demolire un ediGzio, o un corpo qualunque, se ne Tarn 
daH'Archilello incaricato in mia presenza il corrispondente verbale, annotando 
tutti gli oggetti ricavabili dalla demolizione, apprezzandosi pria di demolirsi, 
o per conservarli, o per consegnarli a me infrascritto, o per metterli in ven- 
dita, siccome sarà ordinato. Nel verbale stesso è sempre prima della demo- 
lizione, sarà notata la cubatura delle- fabbriche a demolirsi con la distinzione 
di qnella a Gli regolari con pietra ordinaria, o pur di taglio, di mattoni, o 
altro. Il verbale di cui è parola verrà richiamalo nella misura Gnale del lavoro. 

Tutta la cubatura della fabbrica mi verrà pagata nella demolizione, secondo 
viene spcciGcalo in Tariffa coi prezzi ivi stabiliti. 

Quantcvolle la pietra , o luttaltri oggetti risultunti dalle demolizioni , po- 
tesse impiegarsi in lavori di conto della Reale Amministrazione , sarò obbli- 
gato di prendermela con le condizioni stabilite nella Tariffa. 
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Articolo 18. 

Io sono obbligato di fare sbarazzare e trasportare sci luoghi soliti e sta- 
biliti dai regolamenti municipali i calcinacci ed altri materiali provvenienli dalle 
demolizioni, che sarebbero inutili al lavoro, c mi obbligo particolarmente di 
non adoperare i delti calcinacci nelle costruzioni per qualsivoglia oggetto senza 
un ordine espresso dell' Architetto delia Kcal Casa. 

Articolo 19. 

Laddove per eseguire una demolizione vi bisognassero dei puntelli , delle 
cataste, degli urtanti di legname, questi dovranno eseguirsi con legname di 
min proprietà , che sarà calcolato a prezzo di Tariffa dall' Architetto della 
Ucal Casa. 

suiti e emiri 


Articolo 20. 

Le varie specie di smalli c cementi saranno da me fatti in materiali , c 
con le proposizioni per esse, che saranno indicali dall’ Architetto della Ucal 
Casa, c dovrò per le medesime impiegare sempre le acque dolci. 

Articolo 21. 

La calce di cui dovrò far uso dev'essere quella fatta con le migliori pietre 
calcaree del paese, essa dovrà essere ispezionala dal sorvegliatone delle fab- 
briche prima di spegnersi nell'acqua. 

Si ributterà sempre quella che sia polverizzata, facendola trasportare fuori 
del travaglio. 

La calce non potrò oprarla, che due in tre mesi dopo che nei calcinai è 
rimasta spenta. 

Per tale regola però io mi uniformerò alla bnona pratica locale , giacche 
vi è della calce, che va operala subito spenta. 
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Tutti gli smalti saranno manipolali da manuali intelligenti, i quali saranno 
da me pagati a giornate e mai ad cstaglio. 

La pozzolana sarà scelta ben pura, senza ghiaja, e non mista di materie 
eterogenee. 

Articolo 22. 

I cementi che dorrò fare con calce e pozzolana del Vesuvio e terra d'Ischia 
con le proporzioni , che mi saranno indicate , saranno manipolate a piccole 
porzioni, e posti in opera con la massima attenzione. 

Articolo 22. 

Gli smalti delle fabbriche ordinarie dorrò comporli in due parti di poz- 
zolana una parte di calce , ed una di arena di lava ben nella ; quelli delle 
fabbriche di mattoni saranoo composti di pozzolana e sabbia crivellala col 
graticcio nelle proporzioni sudclte. 

Lo smalto per lo intonaco sarà fatto da me con un terzo di calce, c due 
di sabbia ben netta : quello pc' rinzaffi, o siano lacerti , sarà più carico di 
calce, c quelli da farsi con pozzolana del Vesuvio , saranno di una metà di 
calce, cd una di pozzolana. 

Articolo 21. 

Convengo clic laddove rimarrà inopcrala alcuoa sorta di smallo, che non 
sia piò proprio ad essere impiegalo, dovrò farla trasportare fuori del trava- 
glio a mie spese. 

8:222-I>5f3 ^2. 


FABBRICHE 

Articolo 2j. 

Le pietre di tufo che dovrò impiegare nelle fabbriche di questa Rcal Casa 
c dei Reali Siti, dovranno essere delle migliori cave , che mi saranno indi- 
cate daH'Arcbitetto della Rcal Casa. 

Queste pietre dovranno essere lavorate in tulle le loro facce , e disposte 
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per Gli in istrati orizzontali , ed in modo ebe le unioni corrispondono nel 
centro del pezzo del filare sottoposto, restando vietato d'impiegare nelle facce 
del muro le pietre rotte, dette mazzacani. 

Le fabbriche di grossezza di palmi due in sopra saranno misurate alla canna 
cuba, c quelle di minor grossezza alla canna quadrata come viene prescritto 
in Tariffa. 

Articolo 26. 

I mattoni che dorrò impiegare nei lavori saranno della qualità , c delle 
condizioni indicale daH'Archilclto della Reai Casa, clic dirige il lavoro. 

Gli strati saranno posti a livello ed a scacchiera, ed alternativamente uno 
per la sua lunghezza, c l'altro per la larghezza , e le facce inalzate perfet- 
tamente a piombo, o con una scarpa secondo i profili che saranno approvali 
prima (se bisogneranno) c quindi si passeranno in opera con smalto clic fluisce 
nelle loro conncssurc orizzontali c verticali, c non mi permetterò di mettere dei 
mattoni rotti nelle facce esterne. Questi potrò impiegarli semplicemente nel- 
l'interno dei muri, dopo che in ogni strato avrò posto due ordini di mattoni 
interi per ciascuna faccia uno interno c l'altro esterno. Quando nelle fabbri- 
che dovrò impiegare pietre di taglio, le dimensioni di esse dovranno essermi 
indicate dall'Archilello della Itcal Casa. 

Articolo 27. 

Laddove dovrò fare delle fabbriche a strali diversi di mattoni c tufo, l'al- 
tezza di detti strati verrà indicala dall' Architetto della Reai Casa; e queste 
fabbriche mi saranno pagale ai prezzi della Tariffa in vigore, secondo la va- 
riazione degli strati. 

Articolo 28. 

In tutte le fabbriche cucile e scucite, tanto dentro terra che fuori terra, 
il magistero della demolizione sarà a mio earico; la pietra servibile che po- 
trà risultarne rimarrà a mio beneficio per adoperarla nello stesso lavoro; lo 
sfratto de’ calcinacci risultanti dalla demolizione sarà calcolato per le due terze 
parti del volume della fabbrica da demolirsi. In fine l’ uso delle zeppe , il 
cosi detto rinfrcscamento di queste cc. andrà tutto a mio carico , senza al- 
cuna particolare coosidcrazionc nella misura. 
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Articolo 29. 

folle fondazioni seguirò il metodo che mi verrà indicato dall' Architetto 
della Rcal Casa, le quali saranno regolate a seconda dei terreni che all'uopo 
si presenteranno, vogliasi, in buoni terreni, in terreni rocciosi, sull'argilla, 
in terreni paludosi, vogliasi io acqua cc. 

Articolo 30. 

Mi obbligo di costruire a qualunque altezza tulli i lavori di muratore, sen- 
za che possa pretendere aumento sui prezzi stabiliti in TarilTa, essendo com- 
presi nei medesimi il prezzo medio dallo più basse alle più grandi altezze, 
c degli anditi di qualunque forma e costruzione. 

3ì:£22<5>33B ^22» 

rzeanicus per volte 


Articolo 31. 

Le fabbriche per le volle indicate nella TarilTa s’intendono da me eseguite 
con pietre delle stesse dimensioni che i muri, ma lavorate con attenzione in 
tutte le loro facce, c tagliate a cunei. 

Le forme saranno fatte come è prescritto dall’arte, e mi verranno pagale 
come è stabilito in TarilTa. 

Articolo 32. 

Le volte di mattoni verranno da me falle con la massima accuratezza , e 
con mattoni tulli scelti, ben colli e sani. 

Questi saranno messi nella forma senza smalto, alternativamente due posti 
in lunghezza, ed un posto in larghezza, e quindi vi si farà fluire lo smalto 
nelle connessurc , avanzando sempre in due lati opposti delle volte affinchè 
egualmente procedano distante dalla chiave, la quale dovrà essere di un 
solo mattone. 
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Articolo 33. 


Mi obbligo di eseguire le armature delle volte come mi verrà prescritto 
daH'Arcbitclto della Rcal Casa, vogliansi armature in aria o sospese, vogliansi 
armature a puntelli, o pure armature mobili. In qualunque caso però non 
potrò pretendere nulla dippiò dei rispettivi prezzi prescritti dalla Tariffa per 
le armature in generale. 


33&22<J>Sfi2 <?222. 

FABBRICHE DI PIETRA DI TACLIO. 


Artìcolo 31. 

La quantità di queste pietre da impiegarsi , e le dimensioni di esse mi 
verranno indicate dall' Architetto della Rcal Casa. Queste pietre saranno ta- 
gliate secondo la forma prescritta dal medesimo senza rottura alcuna. 

Artìcolo 35. 

Tali pietre mi sarauno misurate al palmo cubo, col prezzo della pietra e 
per la ponitura in opera, e pel taglio o sia lavoratura sarò pagalo siccome 
viene stabilito nelle tariffe in vigore : nelle fabbriche ordinarie si dedurrà 
dal culo totale quello occupato dalle pietre di taglio, che vi saranno poste 
nei rivestimenti , c mi si pagherà la ponitura di queste ed il lavoro della 
pietra coi prezzi della tariffa in vigore. 

Le corniciature mi si pagheranno c misureranno al palmo quadrato di fac- 
cia veduta c sviluppata; e gl'intagli mi si pagheranno com'è stabilito in tariffa. 
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TRAMEZZI DJ LEGNAME E FABBRICA. 


Articolo 36. 

I tramezzi saranno da me formati d’impiedi, c di traTcrse di legname di 
castagno di once cinque di larghezza, e della grossezza del tramezzo , fer- 
mati con gesso nei muri alla profondità di palmo uno, ed uu quarto, c riu- 
niti tra essi con incastri tagliali a giusta misura e bene inchiodati. 

Gli spazii tra essi saranno non maggiori di palmi quattro ; nei medesimi 
vi saranno dei pezzi di tavoloni di castagno della stessa grossezza del tra- 
mezzo disposti a croce, finalmente ammecciati ed inchiodali. 

Gli spazii che rimangono saranno riempiti con fabbrica di pietre tufo ta- 
gliate nelle loro facce e di fronte, i legnanti saranno scalpellati rusticamente 
perchè vi attacchi bene lo intonaco. 

Qualora dall’Architetto della lleal Casa si stimerà fare eseguire dei tramezzi 
di mattoni e gesso detti alla siciliana, tali tramezzi saranno da me fatti , c 
mi saranno pagati coi prezzi dello larilfa in vigore. 

3SB22< DSTC2 2. 

ARDITI, BARCATE, STECCATI E CllllSI DI LEGNAME. 


Articolo 37. 

Tutti gli anditi o bancate, ebe occorreranno per la costruzione delle di- 
verse fabbriche, debbono essere costruite a mie spese, e con legname di mia 
proprietà. 

Tutto il legname c funi occorrenti pei medesimi, debbono essere di buona 
qualità , ed alti a sostenere il peso corrispondente per cui si debbono co- 
struire. Sarà quindi il materiale sudcllo ispezionalo daH'Architctto della Reai 
Casa, cha ricuserà quello che noa islimerà a proposito per l'oggetto da im- 
piegarsi 
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Tulli gli anditi o bancate chiuse, e steccali che occorreranno costruirsi in 
caso particolare , ordinati dall’ Architetto della Kcal Casa , dovranno con la 
condizione espressa di sopra eseguirsi da me, e mi saranno valutati dall’ Ar- 
chitetto stesso coi prezzi stabiliti in tariffu dal numero G99 al numero 723 
c con le norme indicale nelle note della tariffa stessa. 

I buchi clic potranno rimanere nella fabbrica nuova provenienti dagli an- 
diti, bancate o steccati siano chiusi, siano semplici, dovranno otturarsi a mie 
spese. 


32822^928 22 . 

RAPPEZZAMENTO. 


Articolo 3H. 

I rappezzamenti saranno da me fatti con lo smalto sopra detto , e con 
isebegge di pietra tufo e mattoni come mi verrà indicato dall' Archi letto della 
Reai Casa. 

Io dovrò tagliare la fabbrica antica al vivo , e vi dovrò impiegare i mi- 
gliori materiali ed operai : saranno da me forniti gli anditi , i ponti , ed i 
puntelli. 

II primo taglio di essa fabbrica sarà a carico di me sottoscritto. 

32822^:3 222 . 

intonaco ed Miusancaio. 


Articolo 39. 

Hi saranno indicate dall'Arcbiletto della Reai Casa la varie specie di smalto 
per grintonachi. Laddove questi dovranno farsi sui muri vecchi, io sarò ob- 
bligato di prima raschiarli per togliere tutto lo smalto antico, anche dalle 
conncssurc che verranno bagnate col pennello prima di buttarsi l’arricciatura. 
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Articolo 4-0. 

Lo smalto per l'intonaco sarà da me fatto di calce della miglior qualità , 

di sabbia di lava crivellala, e la pozzolana che dovrò impiegarvi sarà egual- 

mente crivellata, e senza veruna materia eterogenea , dovrò quindi porla in 
opera con la massima attenzione , spianando bene la superGeie , allineile si 
renda ben levigata e senza la minima fessura. 

Articolo 41. 

L'imbiancamento sull'intonaco nuovo sarà da me fatto a Ire passate con latte 
di calce semplice: quello sopra ai muri vecchi si farà a due passate, ed an- 
che con piò, sa ['Architetto della Itcal Casa lo stimerà necessario. 

Mi si valuterà e pagherà il trasporto di una canna cuba di calcinacci per 

ogni centocinquanta cauue quadrale di intonaco scalpellato, sempre che dovrà 
trasportarsi nei luoghi soliti, e cosi a proporzione. 

Articolo 42. 

Seguirò perfettamente le indicazioni dell’ Architetto della llcal Casa nella 
composizione degl'inlonachi idraulici , e se ne stabilirà il prezzo secondo la 
composizione. 

Articolo 43. 

Per lavori di stucco, e per quelli di facciala mi uniformo a quanto è stato 
particolarizzalo nella tariffa in vigore. 

3222 - 

PAYIMEST1 E SELCIATI. 


Articolo 44. 

I pavimenti di mattoni, o di quadri di argilla, detti rigioie, dovranno es- 
sere delle migliori qualità, ben colte, sane, e della grandezza determinata 
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daU'Archiictlo della Reai Casa, poste sopra uno strato di buono smalto dopo 
ben livellato il suolo. 

Articolo io. 

I selciali con cioltole di fiume, e con riquadri di catene di selce a quella 
distanza che sarà indicala, saranno collocali sopra un suolo di terra ben con- 
solidala con uno strato di smalto grasso per lo meno oncia una e mezza, c 
che fluisca bene nelle conncssurc, le catene saranno larghe non meno di once 
dicci, di spessezza once nove, e lavorali col pnntillo. 

Articolo IO. 

II detto lavoro sarà pagalo alla canna quadrata misurata in opera, giusta 
i prezzi della tariffa in vigore : saranno a mio carico la battitura dei suolo 
sottoposto, e tutte le altre spese indicate; c solo nel caso che si debba fare 
sotto il selciato un masso di fabbrica mi sarà pagalo separatamente come fab- 
brica di fondamenta, alla decisione dell'Architetto della Reai Casa. 

Articolo 47. 

Per pavimento di scardonnli e ciottolali mi uniformo a quanto su questo 
articolo è stalo particolarizzalo nella tariffa in vigore. 

TETTI. 


Articolo 48. 

Le tegole c canali dovranno essere della miglior qualità ben cotti, di un 
suono chiaro, e della fabbrica che sarà indicala dall’Architetlo della Rcal Casa. 

Articolo 49. 

Le riparazioni dei tetti saranno da me fatte con attività, e nel modo pre- 
scritto dall’Architetto della Rcal Casa. 
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Articolo 50. 

Occorrendo coverture di lavagna, di piombo, di ferro, di vetro, mi obbligo 
di eseguirle secondo l’indicazione dello Architetto della Rcal Casa, c coi prezzi 
risultanti da apposita analisi che poggiano sopra i prezzi elementari della ta- 
riffa in vigore. 

Articolo 51. 

Per le scivolc, tubolature e condotti che scaricano le acque de' tetti, starò 
a quanto viene specificalo nella tariffa in vigore. 

8322<£>SJ38 

TERRAZZI. , 


Articolo 52. 

1 terrazzi saranno da me falli col lapillo bianco, c con quello nero del Ve- 
suvio, e mischiato l’uno c l’altro giusta la disposizione dcH’Arcbilclto della 
Reai Casa. Sarà prima passato al graticcio per separarlo dalla terra, e quindi 
ammassato con calce spenta nelle proporzioni indicate dall'analisi, c dopo essersi 
bene maneggialo si lasccrà stare tre giorni per lo meno, c quindi si maneggerà 
prima di metterlo in opera, in seguito sarà ben battuto a regola d’arte; ed 
allora che si dovranno appianare gl'infossamenti fatti in essi nel batterlo, che 
i pratici dicono acconciatura, questi si farà tagliando le parti elevale, e mai 
riempendo le infossalurc. 


Articolo 53. 

I terrazzi detti a ciclo dovrò buttarli, e quindi batterli secondo le grossezze 
prescritte nella Tariffa. 

I terrazzi non polendosi farn nel forte dell’ està nè in quello dell’ inverno 
per le ragioni che tutti conoscono, dovrò eseguirli o nel principio della pri- 
mavera, o nel principio dell'autunno; nell’uno o nell'altro caso dovrò mante- 
nerli coverti per quattro mesi almeno , affinchè nel primo caso gli estremi 
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calori del mese di agosto non tì producano variazione, come nel secondo non 
ve le cagionino le gelate di gennaio. 

Articolo Si. 

IVei luoghi , ove non si trovasse assolutamente lapillo , c vi dovessi fare 
qualche terrazzo, lo formerò con cemento di calce e ghiaja frammischiala con 
due parti di materia di demolizione , o di mattoni pesti battuti , potrò be- 
nanche lastricare con pietra di taglio, o secondo la pratica del paese con altri 
cementi composti. 


8S832<&a28 STO. 

T IBO I. A TI R t. 


Articolo SS. 

I tubi ( di qualunque specie essi saranno per la di loro dimensione ) mi 
verranno misurati alla canna lineare compresa la ligalura, la fabbrica, c rin- 
tonaco necessario per porli in opera, e quando saranno messi in opera nel 
muro mi si misureranno in opera similmente , e mi si pagheranno sempre 
senza aver riguardo all'intonaco ed alla demolizione per gl' incastri che biso- a. 
gnerà fare, essendo tali cose compensate nell'analisi: se però dovrò porli nelle 
terre , mi si pagherà lo scavo , ed il riempimento a prezzo delle tariffe in 
vigore. 

Articolo SS. 

La ponitura in opera dei tubi di mattoni mi sarà pagata per estimazione 
dello Architetto della Iical Casa. 


« 
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QUGLIiTtlU. 


Articolo 57. 

La quaglialura dei pezzi d'opera in legname clic poggiano sopra le fabbri- 
che, dovrò guarnirli intorno con gesso di due once di grossezza, e mi sera 
pagata al palmo lineare, secondo i prezzi delle Tariffe , ed in mancanza se- 
condo l'eslimo. 


2 ^ 222 » 
FECE PEI TERRAZZI. 


Articolo SS. 

In caso occorreranno impeciature degli astrici solari, dovrò prima nettar 
bene le parli dove si deve distender la pece , c le fessure saranno nettale 
col pennello; quindi se l'uopo l’csigga dovrò far calafatare con stoppa inca- 
tramala a forza di scalpello tali fessure , poi vi si stenderà la pece molto 
fluida per la larghezza di once sei in sette, clic riempia bene le fessure; so- 
pra di questa si stenderà una striscia di canape larga once quattro sopra della 
quale si passeranno due altre mani di pece, ed io sottoscritto sarò obbligato 
a mantenere questa impeciatura per due anni. E laddove dnll'ÀrchitcUo della 
Real Casa si crederà di sarcire le fenditure degli astrici con mastice di la- 
pillo, ferrugine e smalto, io dovrò eseguirlo, ed il prezzo mi sarà valutalo 
come prcscrivesi in Tariffa, o con prezzi da analizzarsi secondo in appresso 
viene stabilito. 
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S2S* 

LE C Iti I. 


Articolo S9. 

Io dorrò fornire le varie specie di legname per qualunque lavoro , come 
mi sarà ordinalo daU'ArchiteUo della Reni Casa. 

Tulli i legnami dovranno essere della miglior qualità per lo meno di due 
anni, di taglio di Rio drillo, senza nodi cadivi, senza spaccature, c non cotti 
dal sole; quelli che non avranno questa qualità, saranno rigettati dall'Archi- 
tetto della Rcal Casa. 


ss&aa<&»a ss . 1 

LAVORI DI LEGXAXE. 


Articolo 60. 

Le imposte di porte, c finestre, tela di invetriate, le persiane, i mobili, 
e tutl'altro che occorrerà, saranno da me eseguiti giusta le prescrizioni dei- 
fi Architetto, il quale stabilirà ben'anco le dimensioni e qualità del legname 
per le intravature degli inlcrsuoli, la qualità delle chiancolc, le dimensioni, 
c le forme dei cavalli armati per tettojc, ed altro. 

Articolo Gl. 

I tetti da campo saranno formati con tavole di pioppo, grosse oncia una 
e mezza, e l'ossatura sarà di castagno; vi sarà la capezziera; ed una sbarra 
ai piedi. 
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Articolo 62. 

Quante volte dovrò fare i telai per porvi la tela in vece di vetri, se questi 
sono più alti di palmi quattro, dovrò mettere una traversa nel mezzo; la tela 
dovrò essere di buona qualità, ed inchiodata con fettucce di canape in giro. 

Articolo 63. 

Tutte le volle che io non impiegherò in delti lavori il legname di buona 
qualità, come di sopra ho convenuto, ovvero che il lavoro non sia ben con- 
nesso, e ben posto in opera , mi assoggetto che 1’ Architetto me lo faccia 
rinnovare, scartando tutto ciò che non possa esser buono nel materiale e nella 
mano d'opera. 


S23. 

fcriuiesti. 


Articolo Gi. 

Il ferro dovrà essere della migliore qualità dolce, ben battuto, c lavorato 
secondo mi verrà prescritto. Mi si pagherà a peso compresa la ponitura in 
opera n qualunque altezza. 


Articolo 63. 

I ferri vecchi che pervengono dalla demolizione, ebo saran posti di nuovo 
in opera, verranno battuti messi novellamente alla forgia , c lavorati come i 
nuovi, c mi sarà accordato un ventesimo pel consumo, pagandosi colle nor- 
me prescritte nella tariffa. 
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LATORI IR FERRO. 

Articolo 66. 

Le serrature saranno fatte secondo mi si prescriverli dall' Architetto della 
Iteal Casa, e le chiavi saranno diverse le unc dalle altre. 

Articolo 67. 

Ogni altro ferramento di porte o finestre sarà sempre fatto a regola d’arte, 
c come prescrivesi in tariffa. 

XETALLI, PIOMBO, OTTORE, RAME, EC. 

> Articolo 68. 

I lavori di ottone, bronzo, rame , ed altro saranno da me eseguiti nella 
forma secondo le dimensioni prescritte dall'Architetto della llcal Casa, ed i 
prezzi , ove non siano preveduti dalle tariffe in vigore , saranno fissati dal 
detto Architetto con apposite analisi. 
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VETRI B IISTKE. 


Articolo 69. 

I vetri saranno della misura indicata nella larifTa, ed anche il piombo e le 
bacchette di ferro per porli in opera. 

Le lastre saranno della miglior qualità, e di quella fabbrica, clic sarà in- 
dicala dall'Archilclto della Keal Casa e mi verranno pagate per le dimensioni 
clic si troveranno poste in opera, compresa la ponilnra a qualunque altezza. 


3 28 2 3 <t> Sf 3 2 2<y» 

PITTORE AD OllO. 


Articolo 70. 

La pittura ad olio sarà fatta con olio di lino di buona qualità, c le varie 
tinte saranno composte colle preparazioni corrispondenti. Avrò l'attenzione di 
otturare lutti i buchi clic sono nel legname , eseguire le analoghe prcpnra- 
razioni prescritte nella tariffa, c quindi far distendere la tinta in modo, che 
copra bene tutta In superfìcie, che si deve dipingere. 

Articolo 71. 

La pittura a colla sarà, fatta con gesso , c colla di pelle di guanti , ben 
chiara c sarà distesa colla stessa avvertenza di sopra c tepida. 
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3a22®»5B ■ 

SPAZZATURA PI CASHIVI. 

Articolo 72. 

Mi obbligo di fare spazzare i cammini sempre clic mi sarà ordinalo , e 
ne sarò pagalo al prezzo convenuto nelle Inriflc in vigore. 

S3822<&Sf3 22^22, 

KETTHEWI 1)1 CIO ACIIC. 


Articolo 73. 

.Mi obbligo da Tur volare le cloache , ed i condoni sempre che mi sarà 
ordinato, colla massima attività, ed anco in tempo di notte se sarà necessario , 
facendole trasportare nei luoghi che mi verranno indicali. 

212 ^ 222 - 

TUBOLATURE. 


Articolo 71. 

Io mi obbligo di fornire tulli gli operai di qualunque classe , che mi saran 
richiesti daU'Archilello della Deal Cosa pei lavori di economia , abbonandomisi 
sulle giornale il beneficio fissalo nel presente contrailo , caso clic siano da 
me forniti gli utensili. 
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Capitolo Secondo 

miiuramento delle spere. Contabilità, ee. 


Articolo 75. 

Per la misura delle opere io (erra, starò a quanto si è detto nel Capi- 
tolo primo, Sezione seconda. 


Articolo 76. 

Tutte le opere saranno misurate c valutale col sistema decimale del 6 Aprile 
1810; il di cui palmo corrisponde ad 1,025 del Siciliano, c secondo le in- 
dicazioni registrate nella Tariffa per ciascuno articolo di lavoro , o di som- 
ministrazione. 

Articolo 77. 

Qualunque sia la natura delle opere, mi assoggetto al modo di misurarle 
il più approssimante possibile alle regole geometriche, senza aversi riguardo 
n qualunque contrario metodo potesse una pratica invalsa avere stabilito. 

Articolo 78. 

Tutti i muri di qualsivoglia costruzione e grossezza saranno misurati se- 
condo le dimensioni in opera , c se ne dedurrà ogni vuoto. II prezzo dei 
magisteri dei vani, degli archi, delle volle, essendo stato compreso nel prezzo 
di ciascuno articolo di fabbrica come vedesi nella tariffa, non potrà preten- 
dere alcuno aumento in misura. 

In ordine al compenso da dormisi per le fabbriche costruite col magistero 
non già a due, ma a più facce, starò a quanto è notalo nella Tariffa. 

Articolo 79. 

Aon potrò impiegare alcun metallo senza clic il peso non ne sia stato c- \ 
sanamente stabilito, c notato in presenza dcll'Architcllo della Itcal Casa, o del 
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commesso da Ini incaricato. Se trascuro di adempiere a questa formalità , 
perdo il drillo di reclamare il pagamento degli oggetti somministrali. 

Articolo 80. 

Tutti gli elementi che potranno servire a stabilire la contabilità dei lavori, 
saranno scritti, o dal sorveglialore, o dall'Architetto incaricato in nn libretto. 
Siffatta scrittura dovrà comprendere le misure di ogni specie, gli oggetti a 
numero o a peso, le opere di stima, e generalmente tutti gli oggetti di spesa 
relativi ai lavori , il numero sarà sempre scrìtto per esteso ; quale libretto 
sarà da ine lirniato. 

Queste libretta dovranno essere antecedentemente notate e paratale dal- 
l'Archilelto in capo della lleal Casa. 

Articolo 81. 

Se un'opera terminata non corrispondesse, per giudizio deli' Architetto in 
capo della lleal Casa, e tult'i lavori o materiali che dovrebbe comprendere, 
dietro le condizioni dello estimativo , il prezzo dei lavori , e dei materiali 
mancanti sarà drdotlo in fine della misura, coi prezzi stessi stabiliti in tnrilTa. 
Quante volte per giudizio dell'Àrchitctlo sudrtln il risparmio fosse stato ado- 
peralo nella stessa opera , o per perfezionamento , o per partite non preve- 
dute, se ne farà egualmente ricordo alla line della misura. 
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Capitolo Terzo 

Darai* del eoa trailo, modo del pagamento, cauzione ed altri patii. 


Articolo 82. 

Il presente contrailo avrà la durata di e deeorrcrà dal gior- 
no dell'approvazione sino a 

Articolo 83. 

I lavori si. pagheranno ai prezzi della tariffa del genio in vigore , e suo 
suppletorio , e per tutti quelli non preveduti nella delta tariffa , eoo ana- 
lisi apposite dedotte dai prezzi elementari della tariffa stessa e suo supple- 
torio, ed in mancanza dai prezzi del commercio, coll'aumento del dieci per 
cento di beneficio, e si comprenderanno nel ribasso convenuto. 

Articolo 8i. 

Io sottoscritto appaltatore avrò drillo a degli abbuooconti durante il lavoro, 
da pagarmisi previi certificati da rilasciarsi daH'Architetto in capo della Beni 
Casa, in proporzione ai lavori eseguiti e scandagliali. Il saldo del lavoro mi 
sarà pagato alla finale consegna previa relazione. 

Articolo 83. 

Mi obbligo di dare una cauzione di ducati o in 

iscrizioni immobilizzala, o in polizc bancali, o in crediti sulla Amministrazione 
di Casa Beale di già liquidali , da rimanere vincolata siffatta cauzione non 
solo per l'andamento delle condizioni stabilite nei contratti, ma bensì per la 
verifica della bontà delle opere, e per gli equivoci della contabilità, e quindi 
ila essere svincolata dopo mesi sci dal giorno in cui sarà terminalo lo appalto; 
ad oggetto di restare interamente liquidale tutte le relazioni di consegna. 
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Articolo 86. 

La stessa cauzione servirà per far terminare i lavori cominciati, e per fare 
eseguire secondo il contratto lutti quelli ordinati, clic pei casi d' importanza 
di me inlraprcnditore per qualunque causa che sia (eccettualo il caso di morte) 
non potranno da me eseguirsi, e per trattenere e pagare in detti casi nn 
principale commesso sufficientemente istruito, e scelto dall’Archilelto in capo 
della Reai Casa, che nei lavori mi rappresentasse e tenesse per me la con- 
tabilità. 

Articolo 87. 

rVc! caso di mia morte S. E. il sopraintcndente generale della Reni Casa, 
potrà autorizzare lo scioglimento del contralto, e questo scioglimento non po- 
trà essere rifiutalo ai mici eredi se lo domandassero. 

Articolo 88. 

La firma, dall’Architetto della Rcal Casa, apposta su qualunque ccrtilicato, 
non mi discarica di una verifica posteriore nella bontà delle opere, e per gli 
equivoci di contabilità; pel quale oggetto resta vincolata la mia cauzione, co- 
me ancora dichiaro con Loie Articolo di rimaner soggetto , a quanto le leggi 
civili in vigore hanno stabilito. 


Articolo 89. 

Mi obbligo di prendere ai prezzi correnti in piazza, gli approvvisionnmenli 
dell’antico impresario, qualora siano riconosciuti idonei della qualità richiesta 
nelle condizioni dell’appalto, e laddove detti approvvisionameuti siano ricono- 
sciuti essere stati fatti per lavori non terminati. 

Articolo 90. 

Mei caso che fossi obbligato a travagliare di notte, e qualora per la circo- 
stanza la paga dei lavoratori dovesse aumentare di prezzo , avrò dritto ad 
una indennità, che sarà fissata, dall’Architetto della Rcal Casa. 
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Artieoln 91. 

I)al presente appalto s' intendono esclusi tutti quei lavori , che si stimerà 
di Tarsi eseguire in economia, come pure quelli slruordinnrj, da eseguirsi in 
seguilo di progetti approvali per opere che esigono considerevoli spese , e 
pei quali S. E. il sopraintendente generale stimerà di Tore stabilire con ap- 
pallo separalo. 


Qipilolo Quarto 

Dioripliiui da fc«en»i uri lavar», rd altri obblighi r prorogati «r 
clHt'intrn prenditore. 


Articolo 92. 

lo mi obbligo di essere subordinato agli Architetti della Iteai Casa , non 
potendomi nssentarc da Palermo, sema un permesso dell'ArcliiteUo iu capo, 
e senza lasciare ehi mi rappresenta. 

Articolo 93. 

Io mi obbligo del pari a tenere il numero di operai c soprastanti neces- 
sari all'intero lavoro, i quali dovranno riconoscere l'Architetto della Reai Casa 
non solo, ma gli ajutanli sorveglianti , ed architetti alunni della medesima , 
come loro comandanti. 

Articolo 9i. 

Le ore del travaglio sia per principiarlo, sia per interromperlo pel riposo, 
sia per finirlo, saranno regolate secondo gli usi contestali nel paese. 
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Articolo 9à‘. 

Io dovrò stabilire dei deposili di materiali necessari al lavoro , la pietra 
cioè, la calce, l’arena e quando occorre l’acqua nelle posizioni, che l'Archi- 
tetto della Reni Casa giudicherà più conducente al bene del servizio. 

Nelle grandi fabbriche ad ogni squadra di maestri assegnerò una tina per 
bagnare pietre ed i mattoni prima di oprarsi e massimamente di està. E du- 
rante tale stagione, io mi obbligo d’inaffiarc le fabbriche, già costruite, della 
parte superiore. 

Articolo 96. 

Tutte le Tolte, che per cattiva condotta, od incapacità sarà stimato dall'Ar- 
chitetto della Rea! Casa di licenziare qualcheduno dei soprastanti o capi d'o- 
pera, dovrò congedarlo. 

l T na pari facoltà mi riserbo, e quindi potrò congedare e cambiare tutti i 
mici dipendenti coirintclligenza deU'Architclto della Reai Casa. 

Articolo 97. 

Io qui sottoscritto, per ragion del Reai servizio, cui sono impiegalo, non 
potrò mai servirmi delle altrui proprietà , tanto comunali che demaniali , e 
particolari, sia per materiali di cui potrò abbisognare , sia per passaggi di 
vetture sui terreni ridotti a vie , sia finalmente per stabilirvi delie fornaci, 
fabbriche di mattoni, a meno che nei casi di precisa necessità, c di assoluta 
urgenza; in questa ipotesi dovrà preventivamente formarsi un processo ver- 
bale comprovante la necessità e l'urgenza, e fissarsi di accordo colle Ammi- 
nistrazioni comunali e demaniali, o coi particolari, secondo la natura delle pro- 
prietà, le indenm’zzazioni corrispondenti; salvo rimanendo alle parli di chie- 
dere formale perizia io caso di contestazione. 

Articolo 98. 

Non intraprenderò alcun lavoro, benché piccolo, senza l'ordine delFA rchi- 
tetto in capo della Reai Casa, ed in difetto si avrà fatto per conto mio, non 
portandosi io misura, che i lavori ordinali. 
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Articolo 99. 

Io non potrò dare ad cslaglio la mano d' opera della fabbrica; e per gli 
altri lavori potrò eseguirlo coll'Intelligenza dello Architetto della Reai Casa. 

Articolo 100. 

Tutte le spese di copiatura dello Carli contabili come per esempio processi 
verbali, stali estimativi, scandagli , misure , c bilanci saranno a mio carico, 
ognuna nelle copie volute dai Regolamenti. 

Articolo 101. 

Tutte le volle che per mia colpa, e per inadempimento dei patti convenuti, 
sospendessi o non eseguissi I lavori colla dovuta celerilà , l' Architetto della 
Reni Casa, visto il presente contratto ne farà rapporto al signor Amministra- 
tore Generale, onde chiedere alle Autorità competenti il inio arresto ed il se- 
questro dei miei elTctti, ed indi procedere ad un contralto di urgenza a mio 
danno, a norma delle leggi, regolamenti ed istruzioni generali. 

Articolo 102. 

Se durante la costruzione di un' opera lo Architetto incaricalo giudicasse 
a proposito di fare dei cambiamenti nella parte eseguita del progetto o sti- 
matilo, che portassero pregiudizio agli interessi di me intraprendilore, avrò 
dritto a darne parte aH'Amministralorc della Reni Casa, c nel caso di appro- 
vazione per parte di questo, potrò ripetere una indennità, che sarà regolala 
dairArchilctlo della Reai Cosa, e sottomessa daU'Ainminislralorc all'approva- 
•/•oiie di S. E. il Soprintendente Generale della Rcal Casa. 

Se nel corso del lavoro divenisse necessario di fare alcuna opera non stata 
preveduta c segnala nel progetto, o nello estimativo, sarò obbligato di ese- 
guirla a prezzo stabilito delle opere della stessa natura fissato nella tariffa, 
ma la esecuzione della delta novità , non potrà cominciarsi prima di essere 
ordinata in iscritto dall’ Architetto di Casa Reale , supponendosi che questo 
ne abbia la debita facoltà dall'Ammioislratore Generale. 
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Articolo 103. 

10 resto garante verso l’Amministrazione per la solidità e buona costruzio- 
ne delle opere a norma del progetto fallo dagli Architetti della Reai Casa, 
e perciò quante volte trovansi nel disegno o nel progetto dei metodi inusi- 
tati o non regolari, che potessero compromettermi, potrò farne relazione al- 
rAmminislralorc Generale, e se insistono per la loro esecuzione avrò dritto 
ad un'ordine speciale in iscritto, onde in caso di male avventura potesse de- 
cidersi a chi se ne deve attribuire la colpa, se al progetto, o alla esecuzione. 

Articolo 101. 

Le contestazioni tra me e Y Architetto che dirige il lavoro , saran decise 
daU'Architetto in capo delta Reai Casa, a meno che lo affare non sia di tanto 
rilievo, che abbia bisogno della decisione deH'Ammioislratorc. 

Articolo 103. 

Quando ('Architetto incaricato dei lavori opinerà che un’opera sia stala ese- 
guila male, e che sia necessario di rifarla, o in tutto, o in parte, nolilichcrà 
ciò aU’Appallalore, ingiungendogli di procedere in un termine che disignerà 
alla rifazione parziale, o integrale dcU'opera. 

11 detto Architetto contemporaneamente darà parte di ciò all' Architetto in 
capo. 

Articolo 106. 

Se lo Appaltatore assumerà non essere vera la cattiva esecuzione imputa- 
tagli, potrà fra lo spazio di giorni dieci dal giorno della notificazione fallagli 
dallo Architetto anzidetto, reclamare allo Architetto in capo. Questi verificherà 
l'opera, che si dice male eseguita, e trovatala tale, ordinerà la rifazione. Ciò 
non pertanto lo Appaltatore potrà portare un ultimo reclamo all'Amministra- 
tore di questi Reali Siti, che sarà riguardato come arbitro ioappellabile , e 
pronunzierà sul reclamo delfAppaltalore. 

Quando avvenga che il sudetto reclamo sarà rigettato da esso Arbitro, or- 
dinerà che lo Appaltatore proceda alla rifazionc dei lavori, pei quali nel cnso 
in cui lo Appaltatore non vi adempia, saranno eseguili con contratti di ur- 
genza, impiegandovi la cauzione. 
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Articolo 107. 

La esistenza della deliberazione esecutiva dello Amministratore Generale, 
che abbia condannato lo Appaltatore alla rifarionc dei lavori , importerà il 
pieno dritto , e senza ministero di Giudice , la facoltà alla Amministrazione 
di realizzare ed incassare il valore della cauzione, che sarà impiegala nello 
adempimento dei contralti di urgenza. 

Articolo 108. 

La stessa facoltà di realizzare la cauzione, ed incassarla come sopra, com- 
peterà parimente di pieno drillo e senza ministero di Giudice alla Reale Am- 
ministrazione, nei casi d'inadempimento dello Appaltatore, giusta 1’ art. 100 
del Capitolato. 

Articolo 109. 

Ove a S. E. il Soprintendente Generale della Reai Casa piaccia di pro- 
trarre i partiti quadriennali pel quinto anno, resta alla facoltà del lodato So- 
printendente di tanto cffcltnire. 


Articolo 110. 

Dichiaro, e mi obbligo di uniformarmi a tutte le leggi, regolamenti, istrozioni 
c decisioni di massima che sono in vigore , c che potranno essere dira- 
mate nello durata del presente contratto , purché essi non si trovino in op- 
postone coi patti e condizioni in questo atto convenuto. 

Articolo 111. 

Le spese di stipola, di registro, di carta bollata, ed altro occorrente per 
la soleonizzazione del presente alto, saranno a mio carico. 


VM sl5N/ 
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